INFRAESTRUCTURAS DE LA COSTA SA DE CV 



INFRAESTRUCTURAS 

de la Costa SA de C.V. 


TELESFORO ESTRADA SIN I SECCIÓN CUARTA I SANTIAGO JAMILTEPEC, OAXACA 

email: infraestructurasdelacosta@hotmail.com I Tel. 954113248S 


ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA 


EJERCICIO 2019 



uijNiaPfti* 

EN LA LOCALIDAD DE LA CULEBRA, MUNICIPIO DE SANTIAGO TAPEXTLA. DISTRITO DE JAMILTEPEC, DEL ESTADO DE OAXACA. SIENDO LAS 13:00 HoDfS 
DEL DIA 25 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019, REUNIDOS EN LA CULEBRA. SITIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA OBRA ‘CONSTRUCCIÓN D§ ^ 

TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA 16 DE SEPTIEMBRE CLAVE: 20DPR2775H" LOS CC. ANDRES VERONICA 
SILVA; CARMEN SALINAS HERNANDEZ; MAXIMINO PRUDENTE AVILA; FLAVIO HERNANDEZ JACINTO Y JOSE LUIS NARVAEZ GONZALEZ; EN SU CALIDA^ 

PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICA MUNICIPAL, REGIDOR DE HACIENDA, REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS Y TESORERO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE DEL H 
AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAPEXTLA Y EL ARQ. GONZALO RENDON REYES, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA INFRAESTRUCTURAS DE LA 
COSTA S.A. DE C.V., CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE 
IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN LA ESCUELA 16 DE SEPTIEMBRE CLAVE: 20DPR2775H". 




UBICACIÓN : 

ESTADO 

REGION. 

DISTRITO 
MUNICIPIO: 

LOCALIDAD: 

UBICACION 

DATOS GENERALES 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

OFICIO DE AUTORIZACIÓN 
OFICIO DE NOTIFICACION 


( 020 ) 


OAXACA 


( 002 ) 


COSTA 


( 021 ) 


JAMILTEPEC 


(485) 


SANTIAGO TAPEXTLA 


(007) 


LA CULEBRA 


LA CULEBRA, SANTIAGO TAPEXTLA, JAMILTEPEC, OAXACA 


RAMO GENERAL 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURAS SOCIAL tyUNIQftA: 

LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL - 

MST/FONDO-lll/07/2019 
MST/FONDO-lll/07/2019 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 



PRELIMINARES (TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NI' 
CORTE CON CORTADORA DE DISCO DE DIAMANTE DE ir EN PAVIMENTO HIDRÁULICO., RUPTURA A MANO DE PAVIMENTO Itf 
CONCRETO HIDRÁULICO DE FC=250 KG/CM2, DE 15 CMS. DE ESPESOR., DEMOLICIÓN DE MURO 14 CM, DE ESPESOR, DE TABICON 
A MANO CON MARRO), CIMENTACIÓN (EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO, PLANTILLA DE 5 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHGJEN 
OBRA DE FC= 100 KG/CM2., ACERO DE REFUERZO DEL NO. 3,4,5 DE FY=4200 KG/CM2, CIMBRA COMÚN EN CIMENTACIÓN 
MADERA DE PINO DE 3A., CONCRETO EN CIMENTACIÓN, HECHO EN OBRA DE FC=250 KG/CM2), ESTRUCTURA DE CONCRETO (ACEfte DE 
REFUERZO DEL NO. 3 Y 5, CIMBRA EN COLUMNAS CIRCULARES DE 40CM. CON SONOTUBO, CONCRETO DE ESTRUCTURA HASTA 
10 METROS DE FC=250 KG/CM2), TECHADO ( SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACAS DE ACERO, ESTRUCTURA TIPO “i”, 
SUMINISTRO DE CANAL MONTEN DE 4” CAL. 12, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA CON LÁMINA GALVANIZADA CAL¿28, 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABALLETE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC DE 4” PARA BAJADAS DE AGUA PLUVI, 
ACABADOS (PINTURA VINÍLICA EN MUROS Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA). 






MODALIDAD DE EJECUCIÓN 

FECHA PROGRAMADA DE 
INICIO 

FECHA DE INICIO REAL 
METAS ALCANZADAS 


CONTRATO 



FECHA PROGRAMADA DE 


- nt 

DE ^ 

09/SEPTIEMBRE/2019 

TERMINO 

22/NOVIEMBRE/2019 

09/SEPTIEMBRE/2019 

FECHA DETERMINO REAL 

22/NOVIEMBRE/2019 


624 M2 

BENEFICIARIOS 

43 ALUMNOS 

Dug , 


:‘SR!A 

JENDA 


ESTRUCTURA FINANCIERA 



APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS | IMPORTE AUTORIZADO | IMPORTE EJERCIDO | SALDO 


iMO 33 FONDO F-ll 


iMO 33 FONDO F-IV 


RAMO 28 

iRTACIOÑ FEDERAL (ESPECIFICAR) 


tesoro , 

fc jh ACION ESTATAL (ESPECIFICAR) 

‘ v^JSeReficiarios 

Mpto. San#*" 

Tapaxta. 

D**o. Jo*¡R 


JTROS 


1.269,906.75 


TOTAL 


1,269,906.75 $ 

T 


s 


$ 



1,269,906.75 $ 


1,269,906.75 S 




1DUR1A 
juERAS 

. Jeevr.s>*«. Oax 
2019-2021 

































































INFRAESTRUCTURAS DE LA COSTA SA DE CV 



INFRAESTRUCTURAS 

de la Costa 5.A. de C.V. 


TELESf-ORO ESTRADA S/NI SECCIÓN CUARTA I SANTIAGO JAMILTEPEC. OAXACA 
email: ¡nfraeslructurasdelacosia@hotmail.com I Tel. 954 1132485 


ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA 


Especifique si la obra se ejecutó en el tiempo previsto y/o las causas que la hayan retrasado 
NO HUBO RETRAZO ALGUNO 


UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDOS E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN. CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA 
TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN 
EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN. CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 


NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR. SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 14 30 HORAS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO. 
FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA. LOS QUE EN ELLA INTERVINIERÓN 


ENTREGA LA OBRA 


NOMBRE DE LA EMPRESA 
REPRESENTANTE LEGAL 

R.F.C.: 

dom i c i l io -x 


Bh&CX 


INFRAESTRUCTURAS 

de la Costa S.A de C.' 


INFRAESTRUCTURAS DE LA COSTA S.A. DE C.V. 

ARQ. GONZALO RENDON REYES 
ICO140416CY8 

CALLE TELESFORO ESTRADA S/N, SECCION CUARTA, SANTIAGO JAMILTEPEC, 
OAXACA. C.P. 71700 


CONTRATIST 


R-C ICO’«3«’.6CY3 

JiirKí: 

SAI* 

r 1 »»»» 

. TEL rSINFRABSTRyÓTl 



RENON REYES 
ANTE LEGAL 
DE LA COSTA S.A. DE C.V. 



Dfto. 


■ ,c - 


S HERNANDEZ 


l SINDICA MUNICIPAL 



REGtDMí 

r _ C, MAXIMINO PRUDENTE AVj 

' REGIDOR DE HACIENDA* 

Mpio Santiago ^ ^ 

Tapeto. REGIDURÍA 

m °“ DE OBRAS- 

C. FLAVIO HERNANDEZ JACINTO* 6 ^ 0 

REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS 

Dito. J8*Ütai»c, Ote 

2W-M21 



C. JOSE LUIS NARVAEZ GONZALEZ 


«g¡C. SartSÚsgO 
Tajxati 

■MMMéiméMU&í 






TESORERO MUNICIPAL 






















